L. W. kr. 2.002. 


Aleg. 150. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o uzupełnieniu obwałowania Wisły i Sanu 
w powiecie Tarnobrzeskim. 


Wysoki Sejmie! 


W sprawie uchwalonego przez Wysoki Sejim na dniu 10. Października 1888 projektu 
ustawy o uzupełnieniu obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim zawiadomiło nas e. k. 
Prezydyum Namiestnictwa odezwą z dnia 12. Stycznia 1889 L. 489/pr., że wedle reskryptu Jego 
Eksceleneyi pana Ministra rolnietwa z dnia 9. Stycznia 1889 L. 15.809/2.119 techniezna rewizya 
Projektu już ukończoną została i że na podstawie wyniku tej technieznej rewizyi pan Minister bez- 
Zwłocznie wejdzie w rckowania z e k. Ministerstwem finansów w sprawie udzielenia subweneyi 
Z funduszu melioracyjnego dla tego przedsiębiorstwa w kwocie 272,240 zł. stanowiącej 40"/, prelimi- 
Lowanych ogólnych kosztów w sumie 680.600 zł. 

Zastrzegając sobie przy takim stanie rzeczy ostateczną decyzyę co dej subwencji aż do 
Ukończenia wspomnianych rokowań, zaznaczył zarazem p. Minister odwołujące się do uwagi uczynionej 
Już w reskrypcie z dnia 26. Września 1888 L. 18557 o obciążeniu funduszu melioracyjnego, że 
udzielenie subwencyi w tak wysokim wymiarze mogłoby w znacznej mierze być ułatwione, jeżeliby 
raty roczne w pierwszych latach budowy na mniejszą cyfrę ograniczone zostały. 

Mogłoby to nastąpić przez zmianę S$. 1. i 4. projektu ustawy, względnie przez dodanie 
Postanowienia. według którego czas budowy i zapadłość datków funduszu krajowego i państwowego 
funduszu melioracyjnego miałyby być ułożone w układzie między Wydziałem krajowym a rządem 
Zawrzeć się mającym. 

Przez to postanowienie, które już w niektórych analogieznych ustawach n. p. ustawie 
Z dnia 26. Lutego 1888 o regulacyi rzeki Poy w Niższej Austryi zamieszezone zostało, byłoby mo- 
źliwem z zatrzymaniem ogólnej cyfry subwenceyi udzielać w pierwszych latach budowy mniejszą, 
W następnych większą kwotę roczną z funduszu melioracyjnego. 

W takim razie bowiem określenie sposobu wypłaty subwencyi pozostawionem byłoby mię- 
dzy Wydziałem krajowym a rządem. 

Zarazem nadmieniło e. k. Prezydym Namiestniectwa, że byłoby pożądanem, by zmiana 
Projektu ustawy w powyższym kierunku jeszeze w bieżącej sesyi uskutecznioną została. 

Gdy już w odpowiedzi na pismo Wydziału krajowego, którem przedłożonym został rzą- 
dowi projekt techniczny obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim, JE. pan Minister 


rolnictwa powołanym powyżej reskryptem z dnia 26. Września 1888 L. 13.557/1755 zaznaczył SĘ 
czne obciążenie państwowego funduszu melioracyjnego, oraz wynikającą ztąd trudność udzi 32 
zapewnienia eo do subwencyi z tego funduszu na rzecz wzmiankowanego przedsiębiorstwa ago 
cyjnego, postanowił Wydział krajowy eelem ułatwienia JE. p. Ministrowi rolnictwa wypłaty zasi 
państwowego zaproponować Wysokiemu Sejmowi zmianę $$. 1. i 4. uchwalonego już projektu ustawy 
a mianowicie : 

1) opuszczenie w $. 1. słów: „w ciągu lat sześciu po wejściu w życie tej ustawy”;  . 

2) odmienną stylizacyą §. 4., któraby zezwałała na oznaczenie czasu budowy i wysokość!» 
oraz terminów płatności corocznych rat datków przez Wydział krajowy w porozumieniu Z Admin 
stracyą państwa. 

Natomiast ze względu na ważność i nagłość robót, które stanowią początek systema“ 
tycznego zabezpieczenia od powodzi całego galicyjskiego Powiśla między Krakowem a Zawiehostem 
i w następstwie objąć muszą powiaty: Mielecki, Dąbrowski, Brzeski, Bocheński, Wielicki i Krakowski, 
Wydział krajowy: uważa za wskazane zamieszczenie w $. 1. postanowienia, na podstawie którego 
budowa zostałaby rozpoczętą w r. 1889, a to przez dodanie słów „począwszy od r. 1889“. ; 

Wydział krajowy ma tedy zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi następujący wniosek : 


Wysoki Sejm raczy uchwalić załączony projekt ustawy o uzupełnieniu obwałowania Wisły 
i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim. 


Lwów dnia 14. Stycznia 1889. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Marszałek krajowy: 
Tarnowski m. p. 


Sprawozdawca : 
Wereszczyński m. Pes 
Członek Wydziału krajowego 


Èo L W. kr. 2002/80. 


Projekt. 


Ustawa 


RPO AA a aa a w a 4 e „EBI. «0 uzupelnieniu 
obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem rozporządzam co następuje: 


SSE 
Uzupełnienie obwałowania Wisły i Sanu w powiecie Tarnobrzeskim 
ma być wykonane począwszy od roku 1889, jako przedsiębiorstwo wymienio- 
nego powiatu, subwencyonowane z funduszu krajowego. 


$. 2. 
Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt Wydziału 
krajowego z r. 1888 preliminujący koszta budowy na 680.600 zł. 
Wydział krajowy zostaje jednak upoważnionym do poczynienia zmian 
w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą Państwa, w obrębie granie 
powyższej sumy kosztorysowej. 


$. 3. 
Do pokrycia kosztów tej melioracyi mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości czter- 
dziestu procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl §. 6. ust. 2. i $. 4. 
ustępu 2. a) ustawy z dnia 30. Czerwca 1884. Dz. u. p. 
Nr. 116 takim samym bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 
czterdziestu procent kosztów ; 

e) wreszcie powiat Tarnobrzeski resztą preliminowanych ko- 
sztów budowy. 


$. 4. 
Czas budowy, tudzież wysokość i termina płatności corocznych rat 
zasiłków krajowych i państwowych jak i datków powiatu Tarnobrzeskiego 
oznaczy Wydział krajowy wspólnie z Administracyą Państwa. 


$. 5. 

Wykonanie robót oraz zarząd funduszu budowy prowadzić ma Wy- 
dział powiatowy Tarnobrzeski. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys oznaczyć 
ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, któremu też podobnie 
jak i Wydziałowi krajowemu przyznanym zostaje wpływ odpowiedni na tok 
spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego wpływu, 
oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania krajowych i rządowych 
organów technicznych, określi rozporządzenie wykonawcze, które ułoży Wydz! 
krajowy wspólnie z Administracyą Państwa. 


$. 6. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być utworzonym oddzielny 
fundusz. 
Fundusz ten składać się będzie: 
1. z dochodów uzyskanych z wydzierzawienia wałów ochronnych ; 
2. z corocznych datków kraju i powiatu "Tarnobrzeskiego, 0 ile 
koszta konserwacyi nie zostaną pokryte dochodem z wałów. 
Dalsze postanowienia co do wysokości datków krajowych i powiało 
wych na konserwacyę, administracyi funduszu konserwacyjnego, organizacj! 
obrony grobel i innych zarządzeń, potrzebnych dla utrzymania wykonanych 
budowli, wydane zostaną w drodze ustawodawstwa krajowego po skończeniu 
budowy. 


$. 7. 
Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, skarbu 
i spraw wewnętrznych. 


